ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ' 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
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: ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ 


(ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು) 


: ಹೆಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
: 04.03.2020 


ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಿನಿ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧಕ್ಕೆ 2016 ರಲ್ಲಿ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, 
ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಲಸ 


ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


| 


ಹೌದು. 


ಮಡಿಕೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯಲು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 40 ದಿಂದ 
5.0 ಮೀ. ಅಗೆದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಗದೇ 
aon National Institute of 
Technology Suratkal ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 
ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು 
ದಿನಾಂ೦ಕ:04.02.2018 ರಂದು ಪಡೆದು 
ಸದರಿ ವರದಿಯಂತೆ 6.50 ಮೀ. ಆಳ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ 
ಸ್ಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಹಾಕಿದ 
ನಂತರ ಪಿಸಿಸಿ ಹಾಕಿ ರ್ಯಾಫ್ಟ್‌ ಪೌಂಡೇಶನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆ) 


ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು 
ಸಮಯಬೇಕು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 
ಷರತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ] 
ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಮುಖಾಂತರ  ಮೆ॥ಣೆ.ಬಿ.ಆರ್‌. 
ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್‌ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


(ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಇ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವ | 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ 


ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


| ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತು ತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ರೂ.5.00 \ 


ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು | 
ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರೂ.10.10 ಕೋಟಿ 
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಟೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ 


ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು 
ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಸವಿವರ 
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ 
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No. KHB/CE/MVS/Madikeri/ Agmt. No. 1} /2017-18 Dr/O-0>- 20(%- 


This Agreement is entered into on this day Is[° 7heln Bangalore on 
ಸವನ ಅಳ between the KARNATAKA HOUSING BOARD represented 
by the Chief Engineer on behalf of the Housing Commissioner (hereinafter 
called as ‘THE EMPLOYER” OR BOARD’ OR ‘OWNER’ which expression shall, 
unless repugnant to the meaning thereof includes its successors administrators and 
assigns) having his office at Cauvery Bhavan, K.G.Road, Bangalore of the one part, 


For KBR INFRATECH LIMITED ~~ 
Chlef Engineer 
4 ) Kamataka Housing Board;5..~-: 
| Managing Director Bangalore § 
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assigned to them in 


[ PCC el 
shall be deemed to form 


refer ed iu, and hc: 
part of cus Agrcement 
in consideration of the payments to be made bv the Emplover tw the 
Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor herel covenants with 
the Lmployer tw exeute and complete the Works and remedy any defects 
iieren in conformity ir all aspects with the provisions of the Conrract 
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ihe Hmplover hereby covenants to pay the Contractor in considerauon of the 


excuse and compleuivn of the Works and the remedying the Jetceis wherein 
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Managing Director 


ಲಾಳ ಬಸಯಗಲಾN 
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5 G In al Matters SDUTCS AT1S ) his cor tact agrcen arding 
ನ \ i s Of dispu 1sin 
i t 
i {nis tag eg: © TNC 


quality of materials, work erc., the decision of the Employer shall be final 


and binding on the part of the contractor. 


7.50%; “of Performance security has been paid in form of Bank Guarantee of 
Rs.23,05,000.00 from the nationalized/scheduled bank —- Stare Bank of 
Mysuru, Bengaluru, Valid upto 30.03.2020 BG No.4069117BG0000564 
Date: 28.03.2017). 
9. Defect lability period is 2 years fromthe date of final measurements 
(certification). 
9. 1% of the Tendered Amount will be deducted from the bill at the time of ; 
making payments for building and other construction workers welfare cess ನ 
as per G.0-LD-300 LET - 2006 Dr. 18.01.2007 which will not be refunded. 


deemed to form and be read and 


10. The following documents shall be 
construed as part of this \greement, viz: 


i. Work Indent n0.189 & IFT no.76/2015-16 dated: 06.01.2016 ಸ 


ii. Letter of Acceptance dated: 10.03.2017 
ji. Entrusiment proposal accepted by the bidder and submitted the 
received from State Bank of Mysuru, 


performance bank guarantee 
2020 (BG No.4069117BGU0UUSG4 Date: 


Bengaluru, Valid upto 30.03. 
28.03.2017 for Rs.23,05,000.00. 
iv. Amendments and Addenda 
v-*The contract agreement. 
vi Notice to proceed with the work: 
vii. Contractor's Tender; 
vil Contract Data; 
ix. Conditions of contract (including Special ¢ onditions of Contract): 
x. Specifications; 
“xi. Drawings 
xii. Proceedings of Tc 
. Schedule of supplementary informa 


nder Accepting Muthority mecting dated: 27.02.2017 


ion. 


sili 

xiv. Bill of Quantities and financial bid 

x. Minutes of Pre-bid mecting 

‘wi. Any other document listed in the Contract Data/contract a5 forming 


part of the contrac. 
} documents shall be taken 
another, bur in the case of 


¢ order ser out above. 


as complementary and mutual 


‘Yhe above saic 
ambiguities and discrepancics 


explanatorY of onc 
shall take precedence in th 


For KBR INFRATECH LIMITED 
ಇ chief Engineer 
Karnataka Housing Board 


Managing Director Bangalore. 
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I}. Karnataka Housing Board reserves right to Inctcase or decrease oF gn. 
ol work included in the Bill of Quantities / Omit any item of yy, 
Change the character or quality or kind of any item of work / Chan R 
levels, lines, positions and dimensions of any part of the Work ME 
additional items of work of any kind necessary for the Completion of ಟ್ಟ 
works Change in any specified sequence, methods or ming bs 
construction of any part of the work as per Section 5 General Condition, ke 


Contract clause 34. 
I>. ‘The contractor will have to co-ordinate with AEF and PMC for successfy 
Completion of work in all respects and adhering to schedule. 


In witness whereof the parties thereto have caused this Agteement executed 


the day and year first before written. 


The Common Seal of 
was hereunto affixed.in the presence of: 


Signed, Scaled and Delivered by the said 


in the presence of 

Chief Eng 

Kamatakg pio; 
Bangalore, 


For KBR INFRATECH LIMITED 


REN, ineer 
Binding Signature of Employer ಸ 


Binding Signature of Contractor 


Managing Director 
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ಹಕ oy is | 


ಅಭಿಯಂತರರು, 


ಖ್ಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ 


K) 


ಗಹ ಮಂಡಳಿ, 


ಮು 


ಕ.ಟಿ.ಗ್ಯಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಲಃ ಸಿದೆ: 


3 
x. 


Ft 


ಕರ್ನಾಟಕ ಗ ಜವ 
Karnataka Housing Board ಹ 


ಸಮುದಾಯನಿರ್ಮಾನಾದತ್ತ 


“ಎಸ್‌/ಮಡಿಕೇರಿ/302/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 082019 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 
ಲ್ಲೇಖ : ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 8-8-2019 
kkk 
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 


A ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಕೊಡಗು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಿನಿ Wid Bg ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 


ಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:01.06.2019 ರಿಂದ 30.09.2019 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ 
ಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಂವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

: ತರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ರ'ಕ್ರಮ' ವಹಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 


೨ ಸಣ್ಣಿ ಸಖನ ನಮವವುನಟಿಬಬಿಬಸವನುನಮದದಾಯವಿವರರಗರ ನಿಸಾ ಾಸಾಗನಲಲೀಗನ್‌ಲಾನ್‌ ಸಸಾರ 


